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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1106 


23 Αυγούστου 2002 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. Δ17α/01/60/ΦΝ393 

Έγκριση κανονισμού προμηθειών της Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

Ι.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2286/95 
«Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (Α' 19). 

2. Την κοινή απόφαση Δ17α/02/69/ΦΝ 380/10.11.1994 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,Οικονομικών και Ανα¬ 
πληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δη¬ 
μοσίων Έργων «Ίδρυση εταιρείας έργων υποδομής με 
την επωνυμία «Εγνατία οδός Ανώνυμη Εταιρεία» (Β' 846 
και 886). 

3. Την κοινή απόφαση 485/31.10.01 του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (Β' 1484). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 
ΑΊ37)το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του 
Ν.2081/1992 (ΦΕΚΑΊ54) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 
1 παρ.2α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚΑ'38) και το γεγονός ότι 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού από τις διατάξεις της παρούσας. 

5. Το έγγραφο αριθμ. Α27092/20.11.01 της εταιρείας 
«Εγνατία οδός Α.Ε.», αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό προμηθειών της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ο οποίος έχει ως 
εξής: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογής - Αντικείμενο των 
Συμβάσεων Προμηθειών 

1. Ο παρών Κανονισμός αφορά στις συμβάσεις προμη¬ 


θειών πάσης φύσεως αγαθών (υλικών και υπηρεσιών) που 
συνάπτονται απάτην «Εγνατία Οδός Α.Ε.», πληντων συμ¬ 
βάσεων για τη μελέτη, διοίκηση, επίβλεψη, εκτέλεση και 
συντήρηση των έργων που συνάπτονται σύμφωνα με τον 
«Κανονισμό ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και ανάθε¬ 
σης και εκτέλεσης έργων» της Εταιρίας. 

2. Οι συμβάσεις προμηθειών έχουν ως αντικείμενο την 
αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση και τη μίσθωση υλικών 
και υπηρεσιών. 

Στις συμβάσεις προμηθειών ανήκουν επίσης και οι προ¬ 
μήθειες υλικών που εμπεριέχουν και εκτέλεση εργασιών 
εγκατάστασης, συντήρησης ή και άλλων εργασιών που 
σχετίζονται με την προμήθεια των υλικών, εφόσον όμως η 
αξία των υλικών υπερβαίνει την αντίστοιχη αξία των εργα¬ 
σιών. 

3. Η αγορά και η μίσθωση ακινήτων καθώς και η εξα¬ 
σφάλιση παροχής υπηρεσιών με εξαρτημένη εργασία 
εξαιρούνται από τον παρόντα Κανονισμό και διενεργού- 
νται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το 
οριζόμενο υπ' αυτού όργανο της Εταιρίας. 

4. Στο εξής όταν πρόκειται για υλικά και υπηρεσίες θα 
αναφέρονται γενικά ως «αγαθά». Στην έννοια των υλικών 
περιλαμβάνονται πάσης φύσεως προϊόντα και μηχανήμα¬ 
τα. Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα αναφέρεται συνο¬ 
πτικά ως «ΕΟΑΕ» ή «Εταιρία». 

Άρθρο 2 

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων Προμηθειών 

1. Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών δια- 
κρίνονται σε ανοικτές, κλειστές, συνοπτικές και με δια¬ 
πραγμάτευση: 

1.1. Ανοικτές είναι οι διαδικασίες (ανοικτός διαγωνι¬ 
σμός) στις οποίες κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής 
μπορεί να υποβάλει προσφορά. 

1.2. Κλειστές είναι οι διαδικασίες (κλειστός διαγωνι¬ 
σμός) στις οποίες μόνον οι προμηθευτές οι οποίοι έχουν 
προεπιλεγεί μπορούν να υποβάλουν προσφορά. 

Στις ανοικτές και κλειστές διαδικασίες απαιτείται προη¬ 
γούμενη δημοσίευση προκήρυξης του διαγωνισμού. 

1.3. Συνοπτικές είναι οι διαδικασίες που διενεργούνται 
μόνο για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών αγαθών 
αξίας κάτω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ΕΥΡΩ. 

1.4. Διαδικασία με διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία 
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κατά την οποία η ΕΟΑΕ προσφεύγει στους προμηθευτές 
της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους των 
υπό σύναψη συμβάσεων με έναν ή περισσότερους από 
αυτούς με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνι¬ 
σμού. 

1.4.1 Η διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού προηγη- 
θεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, μπορεί να εφαρ- 
μοσθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1.4.1.1 Σε περίπτωση αντικανονικών προσφορών για 
την προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών, μετά από προσφυγή 
σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή σε περίπτωση υποβο¬ 
λής προσφορών οι οποίες κατά τις διατάξεις του παρό¬ 
ντος κανονισμού κρίνονται απαράδεκτες, υπό την προϋ¬ 
πόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τρο¬ 
ποποιηθεί ουσιωδώς. 

1.4.1.2 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για 
υπηρεσίες που η φύση τους ή αστάθμητοι παράγοντες 
δεν επιτρέπουν προκαταρκτική και συνολική τιμολόγηση. 

1.4.1.3 Όταν η φύση των υπηρεσιών, ιδίως στην περί¬ 
πτωση διανοητικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών (ασφαλίσεων, τραπεζικών και επενδυτικών), 
είναι τέτοια που οι προδιαγραφές της σύμβασης δεν είναι 
δυνατόν να διατυπωθούν με ακρίβεια ικανή να επιτρέψει 
τη σύναψη της σύμβασης αυτής με επιλογή της καλύτε¬ 
ρης προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν 
την κλειστή και την ανοικτή διαδικασία. 

1.4.2 Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγού¬ 
μενη δημοσίευση προκήρυξης μπορεί να εφαρμοσθεί 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1.4.2.1 Εφόσον για την προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών 
κατά τη διενέργεια ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας: 

α. υποβλήθηκαν προσφορές μη κανονικές ή υποβλήθη¬ 
καν προσφορές οι οποίες κρίθηκαν απαράδεκτες κατά τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και υπό τους όρους 
ότι κλήθηκαν για διαπραγμάτευση όσοι υπέβαλαν προ¬ 
σφορές και αξιολογήθηκαν κατά την προηγηθείσα διαδι¬ 
κασία και δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 
όροι της Διακήρυξης. 

β. Δεν έχει υποβληθεί καμμία προσφορά ή καμμία κα¬ 
τάλληλη προσφορά και υπό τις προϋποθέσεις ότι δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της Διακή¬ 
ρυξης και έχει διαβιβασθεί σχετική έκθεση στην Επιτροπή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1.4.2.2 Όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή 
για λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμά¬ 
των αποκλειστικότητας τα προς προμήθεια υλικά ή υπη¬ 
ρεσίες προσφέρονται μόνο από ορισμένο προμηθευτή. 

1.4.2.3 Όταν τα υλικά παράγονται αποκλειστικά για 
σκοπούς έρευνας, πειραμάτων, μελετών και προτύπων 
εφαρμογής. 

1.4.2.4 Όταν για λόγους επείγουσας ανάγκης, που 
οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες περιστάσεις, 
δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προ- 
βλέπονται από τον παρόντα κανονισμό για την προμήθεια 
υλικών με τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες. Οι περι¬ 
στάσεις αυτές δεν πρέπει να απορρέουν από ευθύνη της 
Εταιρίας. 

1.4.2.5 Για συμπληρωματικές προμήθειες υλικών από 
τον αρχικό προμηθευτή, εφόσον η αλλαγή του προμη¬ 
θευτή θα υποχρέωνε την Εταιρία να αγοράσει υλικά με 


διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, που θα ήταν ασυμ¬ 
βίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυ¬ 
σχέρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή 
συντήρησή τους. 

1.4.2.6 Γιατις συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν πε¬ 
ριλαμβάνονται στο αρχικά προβλεπόμενο σχέδιο ούτε 
στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστη¬ 
σαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας της αρχικής σύμβασης, υπό την 
προϋπόθεση ότι η σύναψη γίνεται στο πρόσωπο το οποίο 
εκτελεί την εν λόγω υπηρεσία: 

- όταν αυτές οι συμπληρωματικές υπηρεσίες δεν μπο¬ 
ρούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν 
από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα 
προβλήματα για την Εταιρία ή 

- όταν αυτές οι υπηρεσίες, παρ’ ότι μπορούν να διαχω- 
ρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι 
απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. 

Ωστόσο η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμ¬ 
βάσεων που ανατίθενται για συμπληρωματικές υπηρε¬ 
σίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της κύ¬ 
ριας σύμβασης. 

2. Γ ιατις συμβάσεις προμήθειας αγαθών (υλικώνή υπη¬ 
ρεσιών) αξίας μεγαλύτερης των 200.000 ΕΥΡΩ επιφυ¬ 
λάσσεται σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των διατάξεων 
των οδηγιών 93/36 ΕΟΚ για την προμήθεια υλικών και 
92/50 ΕΟΚ για την παροχή υπηρεσιών, όπως τροποποι¬ 
ούνται και ισχύουν κάθε φορά. 

Άρθρο 3 

Αποφαινόμενα όργανα για τις προμήθειες 

1. Για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, αξίας μεγα¬ 
λύτερης ή ίσης των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ΕΥΡΩ, 
αποφασίζειτο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ή το οριζόμενο 
υπ’ αυτού όργανο της Εταιρίας. 

2. Οι προμήθειες αξίας μικρότερης των διακοσίων χι¬ 
λιάδων (200.000) ΕΥΡΩ εκτελούνται με συνοπτικές διαδι¬ 
κασίες, σύμφωνα με Εσωτερική Διαδικασία Προμηθειών, 
η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρίας. Στη Διαδικα¬ 
σία αυτή καθορίζονται μεταξύ των άλλων και τα όργανα 
που αποφασίζουν για την εκτέλεση των προμηθειών. 

3. Στο εξής όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται 
ότι ενεργεί ή αποφασίζειτο Διοικητικό Συμβούλιο, εννοεί¬ 
ται : «ή το οριζόμενο υπ'αυτού όργανο της Εταιρίας». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Άρθρο 4 

Διακήρυξη επιλογής Προμηθευτή 

1. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής προμη¬ 
θευτή, απαιτείται Διακήρυξη της οποίας οι όροι πρέπει να 
είναι σαφείς και πλήρεις. 

2. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας, η Διακήρυξη πε¬ 
ριλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

2.1. Το είδος της διαδικασίας και τα κριτήρια ανάθεσης 
της σύμβασης (η χαμηλότερη τιμή ή η πλέον συμφέρου- 
σα προσφορά) 

2.2. Το είδος, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές 
του προς προμήθεια αγαθού, καθώς και τη δυνατότητα 
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στους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για μέ¬ 
ρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. 

2.3. Το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των 
αγαθών ως και τον χρόνο παραλαβής τους. 

2.4. Τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου καιτηλεομοι- 
οτυπικού μηχανήματος (ΡΑΧ) και το όνομα του αρμοδίου 
για την προμήθεια. 

2.5. Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακή¬ 
ρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεωντων Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται. 

2.6. Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα, το ποσό που 
τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για την χορήγηση των εγ¬ 
γράφων αυτών, καθώς και τον τρόπο πληρωμής αυτού. 

2.7. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών, την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης, 
καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται. 

2.8. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής. 

2.9. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, τον χρόνο υπο¬ 
βολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις 
εάν τυχόν ζητούνται. 

2.10. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών 
προσφορών. 

2.11. Τις προϋποθέσεις (προσόντα) συμμετοχής καθώς 
και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που οφείλουν να προ¬ 
σκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αποδει- 
κνύεται η κάλυψη των προϋποθέσεων (φερεγγυότητας, 
οικονομικής δυνατότητας και τεχνικής ικανότητας), τις 
οποίες η Εταιρία απαιτεί από τους προμηθευτές. 

2.12. Στην περίπτωση που η ανάθεση της σύμβασης θα 
γίνει στην πλέον συμφέρουσα προσφορά, καθορίζονται 
και τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της 
προσφοράς. 

2.13. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών 
και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν. 

2.14. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. 

2.15. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήμα¬ 
τος, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται αυτός ο όρος. 

2.16. Τους αναγκαίους λοιπούς όρους. 

3. Στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας, η διαδικασία 
επιλογής γίνεται σε δύο φάσεις. 

3.1. Η Διακήρυξη α'φάσης περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα ακόλουθα: 

3.1.1 Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρ¬ 
θρου τούτου εκτός του εδαφίου 2.14. 

3.1.2Τα κριτήρια αξιολόγησης για την προεπιλογή. 

3.1.3 Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμε¬ 
τοχής, την προθεσμία για την υποβολή τους στην αρμό¬ 
δια υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υπο¬ 
βληθούν. 

3.1.4 Την ημερομηνία, μέχρι την οποία θα αποσταλούν 
από την ενδιαφερόμενη υπηρεσία οι προσκλήσεις στους 
επιλεγόμενους για την υποβολή προσφορών. 

3.1.5 Τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός 
των υποψηφίων που πρόκειται να προεπιλεγούν και να 
προσκληθούν να υποβάλλουν προσφορά. 

3.2. Μετά την ολοκλήρωση της α' φάσης της κλειστής 
διαδικασίας ακολουθεί πρόσκληση των επιλεγέντων για 
τη συμμετοχή τους στη β' φάση της διαδικασίας. Η πρό¬ 
σκληση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 


3.2.1 Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών 
και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν. 

3.2.2 Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των 
προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται 
καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης. 

3.2.3 Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. 

3.2.4 Τυχόν τυπικά δικαιολογητικά της Διακήρυξης που 
πρέπει να επανυποβληθούν, επειδή εντωμεταξύ έχει λή¬ 
ξει η ισχύς τους. 

Με την πρόσκληση, αποστέλλονται σ’ αυτούς που επι- 
λέχθηκαν για υποβολή προσφορών συμπληρωματικά έγ¬ 
γραφα και στοιχεία, όπως Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ. 

4. Στην περίπτωση διαδικασίας με διαπραγμάτευση η 
Διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

4.1 Τη διαδικασία που επελέγη για την σύναψη της σύμ¬ 
βασης. 

4.2 Ενδεχομένως τους λόγους προσφυγής στη διαδικα¬ 
σία με διαπραγμάτευση. 

4.3 Τον τύπο της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρό¬ 
σκληση για την υποβολή προσφορών. 

4.4 Τον τόπο παράδοσης των αγαθών. 

4.5 Τη φύση και ποσότητα των ζητούμενων αγαθών. 

4.6 Τις πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευ¬ 
τών να υποβάλουν προσφορές για μέρος των απαιτούμε- 
νων προμηθειών. 

4.7 Την προθεσμία παράδοσης των αγαθών ή τη διάρ¬ 
κεια της σύμβασης (για υπηρεσίες). 

4.8 Ενδεχομένως, τη νομική μορφή την οποία θα πρέπει 
ναπεριβληθεί ο όμιλος ή η κοινοπραξίατωνπρομηθευτών 
στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση. 

4.9 Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετο¬ 

χής- 

4.10 Τη Διεύθυνση στην οποία θα σταλούν. 

4.11 Τη Γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συ¬ 
νταχθούν. 

4.12 Ενδεχομένως, τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις. 

4.13 Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση 
του προμηθευτή καθώς και αναγκαίες πληροφορίες και 
διατυπώσεις για να κριθεί αν συγκεντρώνει τις απαιτού- 
μενες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις. 

4.14 Τον αριθμό ή όρια του αριθμού των υποψηφίωνπου 
πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλλουν προσφορά. 

4.15 Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών 
προσφορών. 

4.16 Ενδεχομένως, ονόματα και διευθύνσεις των προ¬ 
μηθευτών που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα 
αρχή. 

4.17 Την ημερομηνία προηγούμενων δημοσιεύσεων 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

4.18 Λοιπές πληροφορίες. 

4.19 Την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 

4.20 Την ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από 
την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεωντων Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων. 

Ειδικά για την περίπτωση παροχής υπηρεσιών η Διακή¬ 
ρυξη περιλαμβάνει και τα εξής : 

- Διευκρίνιση του αν η ανάθεση της παροχής των υπη¬ 
ρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές ή δι¬ 
οικητικές διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική 
τάξη. 
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- Αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή δι¬ 
οικητικών διατάξεων. 

- Διευκρίνιση του αν τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να 
δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα 
των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των 
υπηρεσιών. 

Άρθρο 5 

Τεχνικές προδιαγραφές 

1. Στη Διακήρυξη και στη σύμβαση επισυνάπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού ή 
αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή ανα¬ 
γνωρισμένου οργανισμού). 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις 
που καθορίζουντα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του υλι¬ 
κού προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά, 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία 
προορίζεται. Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις πρέπει να πε¬ 
ριλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, την 
ασφάλεια, τις διαστάσεις καθώς και τις απαιτήσεις που 
ισχύουν για το υλικό όσον αφορά την ποιότητα την ορο¬ 
λογία τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, 
τη σήμανση. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει να είναι 
σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους 
τους ενδιαφερομένους. 

3. ΟιΔιακηρύξεις και οι Τεχνικές Προδιαγραφές μπορεί 
να παραπέμπουν σε εθνικά πρότυπα, σε κοινοτικά πρότυ¬ 
πα, (δεσμευτικά δυνάμει κοινοτικής πράξης) ή άλλα κοι¬ 
νοτικά πρότυπα, Ευρωπαϊκά ή Διεθνή πρότυπα αναγνω¬ 
ρισμένα από τη χώρα μας, ή και ακόμη σε πρότυπα μη 
αναγνωρισμένα αλλά κοινώς αποδεκτά. 

3.1. ως πρότυπο θεωρείται η τεχνική προδιαγραφή που 
έχει εγκριθεί από ένα αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο ορ¬ 
γανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρ¬ 
μογή, όπως: 

3.1.1 ως εθνικό πρότυπο θεωρείται το πρότυπο που έχει 
εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης 
(ΕΛ.Ο.Τ.). 

3.1.2 ως ευρωπαϊκό πρότυπο, θεωρείται πρότυπο που 
έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(ΟΕΝ) ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ηλε- 
κτροτεχνικών Προϊόντων (ΟΕΝΕΙΕΟ) ή Ευρωπαϊκό Πρό¬ 
τυπο (ΕΝ) ή Έγγραφο Εναρμόνισης (Εϋ) σύμφωνα με 
τους κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών. 

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλι¬ 
κών περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστι¬ 
κά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν το σκοπό για τον 
οποίο προορίζονται και τα περιγράφουν έτσι ώστε να εξα¬ 
σφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής 
στο διαγωνισμό. 

5. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές ή στις Διακηρύξεις που να προσδιορίζουν 
προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθό¬ 
δους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να 
ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊ¬ 
όντα, εκτός από τις περιπτώσεις που οι προδιαγραφές 
αυτές δικαιολογούνται από τη φύση του προμηθευόμε- 
νου υλικού. 

Ειδικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να 
αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτε¬ 


χνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις εφ’ όσον δεν είναι δυνατό να πε¬ 
ριγράφει ένα είδος με τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και 
πλήρως κατανοητές από όλουςτους ενδιαφερομένους, η 
μνεία των ανωτέρω στοιχείων είναι επιτρεπτή αλλά υπο¬ 
χρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις «ή αντίστοιχο». 

6. Ανάλογα προς τις προδιαγραφές των υλικών, στις 
Διακηρύξεις για τις προμήθειες υπηρεσιών επισυνάπτο¬ 
νται προδιαγραφές των κατά περίπτωση αιτουμένων υπη¬ 
ρεσιών. 

Άρθρο 6 

Κανόνες δημοσιότητας 

1. Η ΕΟΑΕ γνωστοποιεί το ταχύτερο δυνατό με σχετική 
ενδεικτική ανακοίνωση στην επίσημη Εφημερίδα των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα δεδομένων ΤΕΩ, 
όλες τις προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων που 
προτίθεται να διενεργήσει κατά τη διάρκεια των επόμε¬ 
νων δώδεκα μηνών και των οποίων η συνολική προϋπολο- 
γιζόμενη αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από 750.000 
ΕΥΡΩ. 

2. Στις περιπτώσεις ανοικτής και κλειστής διαδικασίας, 
η ΕΟΑΕ μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής 
Διακήρυξης και ειδικότερα: 

2.1. Για δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχεί¬ 
ων της Διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οικο¬ 
νομικές εφημερίδες και στην εφημερίδα της Κυβερνήσε- 
ως όταν πρόκειται για προμήθειες προϋπολογισμού με¬ 
γαλύτερου των 1.467.351,43 ΕΥΡΩ (500.000.000 δρχ). 

2.2. Για την ανάρτηση της περίληψης στον πίνακα ανα¬ 
κοινώσεων της Εταιρίας. 

2.3. Για τη δυνατότητα διάθεσης της Διακήρυξης, 
στους ενδιαφερομένους από την ημερομηνία δημοσίευ¬ 
σης της περίληψης της. 

2.4. Γ ια την αποστολή περίληψης της Διακήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του Φό¬ 
ρου Προστιθέμενης Αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη από 
200.000 ΕΥΡΩ. Η δημοσίευση της περίληψης της Διακή¬ 
ρυξης στον ελληνικό τύπο δε γίνεται πριν από την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων, η οποία πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία 
αυτή και δε μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες 
από τις δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαι¬ 
τείται δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με διαγωνισμό 
που έχει προκηρυχθεί. 

3. Η ΕΟΑΕ, μετά την υπογραφή σύμβασης της οποίας η 
αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 200.000 ΕΥΡΩ, αποστέλ¬ 
λει στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός 
48 ημερών σχετική ανακοίνωση. Είναι δυνατό όμως να μη 
δημοσιευθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τη 
σύμβαση, όταν η ανακοίνωση τους ενδέχεται να εμποδί¬ 
σει την εφαρμογή νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημό¬ 
σιο συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπορικά συμφέροντα 
δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον υγιή ανταγωνι¬ 
σμό μεταξύ των προμηθευτών. 

4. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελ- 
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ληνικότύπο βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή, στη δε 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5. Οι παραπάνω ανακοινώσεις συντάσσονται σύμφωνα 
με τα υποδείγματα των σχετικών κοινοτικών οδηγιών 
(93/36 ΕΟΚ και 92/50/ΕΟΚ). 

Άρθρο 7 

Γλώσσα 

Επίσημη γλώσσα κατά το προσυμβατικό στάδιο και κα¬ 
τά την εκτέλεση των συμβάσεων είναι η ελληνική. Ως εκ 
τούτου τα έγγραφα, που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσ- 
σονται στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση συμμετοχής 
αλλοδαπών διαγωνιζομένων, όλα τα δικαιολογητικά των 
προσφορώντους θα είναι επίση μα μεταφρασμένα στη ελ¬ 
ληνική γλώσσα. 

Άρθρο 8 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες (ανοικτή, κλειστή, 
με διαπραγμάτευση), προκειμένου να γίνουν δεκτοί, οφεί¬ 
λουν να διαθέτουν τα εξής τουλάχιστον προσόντα: 

1.1. να είναι εγγεγραμμένοι στα επαγγελματικά ή εμπο¬ 
ρικά μητρώα της χώρας τους 

1.2. όσον αφορά τη φερεγγυότητά τους 

1.2.1 να μην τελούν ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκα¬ 
στικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή άλλες 
παρόμοιες διαδικασίες προβλεπόμενες από εθνικές ή νο¬ 
μοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, και να μην βρίσκονται 
σε παύση εργασιών 

1.2.2 να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με 
την επαγγελματική τους διαγωγή βάσει αποφάσεων που 
έχουν ισχύ δεδικασμένου 

1.2.3 να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε 
μέσον από την ΕΟΑΕ 

1.2.4 να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον 
αφορά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και την πλη¬ 
ρωμή φόρων, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 

1.2.5 να μην είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων 

1.2.6 να μην έχουν αποκλεισθεί από τη συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς της Εταιρίας ή του Δημοσίου Τομέα. 

1.3. Όσον αφορά την οικονομική τους δυνατότητα, να 
διαθέτουν κατάλληλη οικονομική και χρηματοδοτική ικα¬ 
νότητα για την ανάληψη της προμήθειας. 

1.4. Όσον αφορά την τεχνική τους ικανότητα, να διαθέ¬ 
τουν κατάλληλη τεχνική ικανότητα για την ανάληψη της 
προμήθειας. 

Τα προσόντα των παρ. 1.3 και 1.4 προαπαιτούνται μό¬ 
νον όταν δεν αξιολογούνται σε άλλη φάση του διαγωνι¬ 
σμού. 

2. Η απόδειξη των παραπάνω προσόντων μπορεί να 
αποδεικνύεται μετά κάτωθι δικαιολογητικά: 

2.1. Γιατην έγγραφή στα επαγγελματικά ή εμπορικά μη¬ 
τρώα απαιτείται: 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο 
θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 
αρμόδια Δημόσια Αρχή. Τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις 


θα πρέπει να έχουν εκδοθείτο πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την διενέργεια του διαγωνισμού. 

2.2. Για την φερεγγυότητά: 

- Στην περίπτωση φυσικών προσώπων: 

2.2.1 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγ¬ 
γράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της 
Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τρι¬ 
μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδι- 
κασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελ¬ 
ματικής τους δραστηριότητας. 

2.2.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τε¬ 
λευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τε¬ 
λούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείρι¬ 
ση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
και επίσης ότι δεντελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώ¬ 
χευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 
ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

2.2.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά 
περίπτωση Αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υπο¬ 
χρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Στην περίπτωση νομικών προσώπων απαιτούνται τα 
παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποι¬ 
νικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. 

- Στην περίπτωση Συνεταιρισμών απαιτούνται τα ίδια δι- 
καιολογητικά των νομικών προσώπων και επιπλέον βεβαί¬ 
ωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουρ¬ 
γεί νόμιμα. 

- Στην περίπτωση ενώσεως προμηθευτών που υποβάλ¬ 
λουν κοινή προσφορά απαιτούνται τα παραπάνω κατά πε¬ 
ρίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμ¬ 
μετέχει στην Ένωση. 

Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγ¬ 
γραφα των παραγρ. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατα- 
σταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γί¬ 
νεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβο¬ 
λαιογράφου. 

2.3. Γ ιατην οικονομική δυνατότητα: 

2.3.1 Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις με τις οποίες 
θα αποδεικνύεται η δανειοληπτική ικανότητα της επιχεί¬ 
ρησης. 

2.3.2 Αντίγραφο ή απόσπασμα ισολογισμού της επιχεί¬ 
ρησης, δήλωση περίτου συνολικού ύψουςτου κύκλου ερ- 
γασιώντης επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών 
της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια αγαθό, κα¬ 
τά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οι¬ 
κονομικές χρήσεις. 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική 
δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια αγαθό, κα¬ 
τά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά 
νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς 
που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

2.4. Για την τεχνική ικανότητα: 

2.4.1 Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες 
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παραδόσεις αγαθών των τριών τελευταίων χρόνων και ει¬ 
δικότερα τα αγαθά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες 
παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης 
καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). 
Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο 
τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγρα¬ 
φα της αρμόδιας Υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται 
και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των αγαθών. Στην πε¬ 
ρίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι 
παραδόσεις βεβαιούνται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι 
δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. 

2.4.2 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχεί¬ 
ρησης και των μέσων ελέγχου. 

2.4.3 Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρη¬ 
μένη από αρμόδια αρχή. 

2.4.4 Δείγμα των προσφερόμενων αγαθών, περιγραφή 
ή φωτογραφίες αυτών. 

2.4.5 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γρα¬ 
φεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες που να βε¬ 
βαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων 
των αγαθών, όταν απαιτούνται από την Εταιρία. 

2.5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους δια¬ 
γωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με 
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης συντεταγ¬ 
μένο ενώπιον συμβολαιογράφου για τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες κλπ) ή 
απόφαση του Δ.Σ. για τις ανώνυμες εταιρείες. 

Άρθρο 9 

Προσφορά ενώσεων προμηθευτών 

1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, 
η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρό¬ 
σωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πρά¬ 
ξη . Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται 
η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί 
στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένω¬ 
σης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης 
ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιο- 
δήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 
κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοι¬ 
πα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάνη παραπάνω ανικανότηταπροκύψει κατάτονχρόνο 
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια 
τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις 
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 

Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση Δ.Σ. 
της ΕΟΑΕ. 

Άρθρο 10 

Κριτήρια αξιολόγησης προμηθευτών 
σε κλειστή διαδικασία 

1. Κατά την κλειστή διαδικασία, πέραν των αναφερόμε- 
νων στο άρθρο 8, για την επιλογή των προμηθευτών από 


αυτούς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και προκειμένου 
να αξιολογηθεί η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενι¬ 
κότερα κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές 
τους, λαμβάνονται υπόψη: 

1.1. η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης 

1.2. η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρη¬ 
σης, το εύρος της δραστηριότητας της και το κύρος της. 

1.3. ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που δια¬ 
θέτει η επιχείρηση. 

1.4. η παραγωγική δυνατότητα 

1.5. η ποιότητα των αγαθών 

1.6. κάθε άλλο κριτήριο υπό την προϋπόθεση ότι τούτο 
θα αναφέρεται στην Διακήρυξη 

2. Προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 1 στοιχεία, στη Διακήρυξη της α' φάσης της 
κλειστής διαδικασίας απαιτείται, με την αίτηση συμμετο¬ 
χής, η υποβολή των στοιχείων και των δικαιολογητικών 
που θα αποτελέσουν τα κριτήρια αξιολόγησης για την 
προεπιλογή. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που θα 
αποτελέσουν κριτήρια αξιολόγησης δεν μπορούν να πε¬ 
ριλαμβάνονται συγχρόνως και στα προαπαιτούμενα δι- 
καιολογητικά του άρθρου 8. 

3. Η έκταση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο 
άρθρο αυτό πρέπει να περιορίζεται στο αντικείμενο του 
διαγωνισμού και η Εταιρία οφείλει να σέβεται πλήρως την 
εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας, που παρέχεται 
από τους προμηθευτές. 

4. Στην περίπτωση που υποβάλλεταιπροσφοράσε ανοι¬ 
κτή ή κλειστή διαδικασία από προμηθευτή που δεν είναι ο 
ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια 
αγαθού, η ΕΟΑΕ έχει την διακριτική ευχέρεια στο στάδιο 
αξιολόγησης να ζητήσει να προσκομισθούν οποιαδήποτε 
από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 8 
και για τον κατασκευαστή. 

Άρθρο 11 

Προθεσμίες διαδικασιών 

1. Στις ανοικτές διαδικασίες: 

1.1. Η προθεσμία για την διενέργειά τους δεν πρέπει να εί¬ 
ναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημε¬ 
ρομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
(15) δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στον ελληνικό τύπο και στο ΦΕΚ για προϋπολογισμό με¬ 
γαλύτερο των 1.467.351,43 ΕΥΡΩ (500.000.000 δρχ). 

Σε περίπτωση επείγοντος η προθεσμία των (15) δεκα¬ 
πέντε ημερών επιτρέπεται να συντμηθεί σε (10) δέκα το 
λιγότερο ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση της αρμό¬ 
διας υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση ενδεικτικής ανακοίνωσης (προδημοσίευ¬ 
σης) στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η 
προθεσμία των 52 ημερών, για την διενέργεια του διαγω¬ 
νισμού από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης 
για δημοσίευση, μπορεί να μειωθεί σε 36 ημέρες. 

1.2. Εφόσον από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές 
ζητηθούν έγκαιρατα σχετικά μετονπροκηρυσσόμενο δια¬ 
γωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται 
σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη 
της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η προ¬ 
θεσμία αυτή, μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 
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1.3. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές μετά έγγραφα του διαγωνισμού, 
αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από 
την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 
προσφορών. 

1.4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι συμπληρω¬ 
ματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου 
τους, να αποσταλούν μέσα στις προθεσμίες που ορίζο¬ 
νται τα εδάφια 1.2 και 1.3 ή όταν οι προσφορές δεν μπο¬ 
ρούν να γίνουν παρά μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή 
μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με τον προκη¬ 
ρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες 
του εδαφίου 1.1 παρατείνονται ανάλογα. 

2. Στις κλειστές διαδικασίες: 

2.1. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμε¬ 
τοχής σε κλειστή διαδικασία δεν πρέπει να είναι μικρότε¬ 
ρη των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην Υπηρε¬ 
σία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
για δημοσίευση και των (15) δεκαπέντε ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της στον Ελληνικό τύπο και στο 
ΦΕΚ για προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 1.467.351,43 
ΕΥΡΩ (500.000.000 δρχ). Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανε¬ 
φάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογη¬ 
μένη απόφαση της Εταιρίας, μέχρι δέκα πέντε (15) και δέ¬ 
κα (10) ημέρες αντίστοιχα. 

2.2. Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγείγιατην υπο¬ 
βολή προσφοράς, αποστέλλεται ταυτόχρονα σε όλους 
τους επιλεγέντες έγγραφη πρόσκληση συμμετοχής στη 
β' φάση, η οποία περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3.2. 

2.3. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα (40) ημερών από 
την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. 
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθι¬ 
στούν τη προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να 
περιοριστεί με αιτιολογημένη απόφαση της Εταιρίας μέ¬ 
χρι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της 
έγγραφης πρόσκλησης. Σε περίπτωση που έχει προηγη- 
θεί ενδεικτική ανακοίνωση, η προθεσμία υποβολής των 
προσφορών μπορεί να μειωθεί σε 26 μέρες. 

2.4. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια, 
αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από 
την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 
προσφορών. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυ¬ 
τή συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες. 

2.5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφορές δύ- 
νανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτόπιου επισκέψεως ή 
μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με το προκη¬ 
ρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε η προθεσμία των 
σαράντα (40) ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 2.3 
του παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνεται ανάλογα. 

Άρθρο 12 

Έγκυρη συμμετοχή - Διεξαγωγή διαδικασίας 

1. Για την έγκυρη συμμετοχή στην διαδικασία ώστε να 
μην αποκλειστούν από αυτήν, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 


απαραιτήτως να υποβάλουν με συστημένη επιστολή ή να 
καταθέσουν τους φακέλους συμμετοχής τους στην δια¬ 
δικασία (φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) αφενός συμβατώς 
προς τις απαιτήσεις του σχετικού άρθρου της Διακήρυ¬ 
ξης και αφετέρου εγκαίρως, δηλαδή μέσα στην προθε¬ 
σμία που ορίζει η Διακήρυξη. 

Η υποβολή των φακέλων μπορεί να γίνει είτε δια κατα- 
θέσεώς τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Εταιρίας, 
είτε με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή, 
είτε δια καταθέσεώς τους στην οικεία Επιτροπή. Η ευθύ¬ 
νη εμπρόθεσμης υποβολής, ακόμη και σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας, ανήκει στον ενδιαφερόμενο. Προσφορές 
που υποβάλλονται μετά την ώρα λήξης επιστρέφονται ως 
εκπρόθεσμες. 

Εάν από την Διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται 
η κατάθεση δειγμάτων υλικών, αυτά πρέπει να κατατίθε¬ 
νται πριν από το διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική 
απόδειξη κατάθεσης υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 
Κατάθεση δείγματος δεν απαιτείται σε περίπτωση που 
έχει ήδη κατατεθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων 
συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία. 

Στις περιπτώσεις αποστολής προσφορών και όταν 
απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή 
του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω υπό την προϋ¬ 
πόθεση όμως ότι τούτο θαπεριέλθει στην Υπηρεσία μέχρι 
τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστο¬ 
λής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς 
με τα τεχνικά στοιχεία. 

2. Όλοι οι φάκελοι συμμετοχής θα κατατίθενται στην αρ¬ 
μόδια Επιτροπή ή θα υποβάλλονται με σχετική αίτηση, θα 
είναι καλά σφραγισμένοι και θα αναγράφουν εκτός από 
την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής καιτον ανάλογο τίτ¬ 
λο (φάκελος δικαιολογητικών, φάκελος τεχνικής προσφο¬ 
ράς και φάκελος οικονομικής προσφοράς), τον τίτλο της 
διαδικασίας, την επωνυμία - ταχυδρομική διεύθυνση - 
αριθμό τηλεφώνου - τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος του 
συμμετέχοντος και την φράση «να ανοιχθεί μόνο από την 
οικεία Επιτροπή». Ο φάκελος δικαιολογητικών θα περιέχει 
τα τυπικά δικαιολογητικά της Διακήρυξης, ο φάκελος τε¬ 
χνικής προσφοράς τα τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η Δια¬ 
κήρυξη και σε περίπτωση αξιολόγησης των προσφορών 
τα στοιχεία με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση και ο φάκε¬ 
λος οικονομικής προσφοράς την οικονομική προσφορά. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίμα¬ 
τα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφο¬ 
ρά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρο¬ 
γραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το 
δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει 
την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυ¬ 
τή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή 
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Με τη συμμετοχή του στη διαδικασία, τεκμαίρεται ότι ο 
προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 
όλους τους όρους της Διακήρυξης ή της πρόσκλησης 
συμμετοχής στη β' φάση της κλειστής διαδικασίας και 
τους θεωρεί απολύτως σύννομους. 
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3. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Διαδικασίας (Ε.Δ.Δ.) συ¬ 
νέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα και ώρα διε¬ 
ξαγωγής της διαδικασίας, παραλαμβάνει όλους τους φα¬ 
κέλους συμμετοχής και στην ίδια ή και σε επόμενες δη¬ 
μόσιες συνεδριάσεις, ελέγχει το περιεχόμενο των 
φακέλων τυπικών δικαιολογητικών δηλαδή την έγκυρη 
συμμετοχή τους και αν πληρούνται οι όροι της Διακήρυ¬ 
ξης. Σε περίπτωση που η διαδικασία συνεχιστεί και σε 
επόμενες συνεδριάσεις, η ημερομηνία και ώρα των συνε¬ 
δριάσεων ανακοινώνεται προφορικά κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης δημόσιας συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη δημόσιας ανακοίνωσης, 
οι διαγωνιζόμενοι ενημερώνονται με ανακοίνωση του 
Προέδρου αποκλειστικά και μόνον μέσω τηλεομοιοτυπι- 
κής συσκευής. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής και τον έλεγχο 
του φακέλου των τυπικών δικαιολογητικών όλων των δια- 
γωνιζομένων, η Ε.Δ.Δ. σε μυστική συνεδρίαση (ή συνε¬ 
δριάσεις) , αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋ¬ 
ποθέσεις της Διακήρυξης από τους συμμετέχοντες και αν 
αυτοί ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 
Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ.Δ. στον πί¬ 
νακα ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος της 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.», με την οποία γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζόμενους οτιτο Πρακτικό της Επιτροπής διατίθε¬ 
ται για ενημέρωσή τους και καθορίζεται ο χρόνος έναρ¬ 
ξης και πέρατος για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων. 

Για όσους η Ε.Δ.Δ. κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές 
προϋποθέσεις, οι κλειστοί φάκελοι τεχνικής και οικονομι¬ 
κής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, 
εκτός εάν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνήσουν και δηλώσουν 
ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους συμπληρώνο¬ 
ντας και τις επουσιώδεις τυπικές προϋποθέσεις που λεί¬ 
πουν, οπότε οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοι- 
χθούν, μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων 
ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υπο¬ 
βολή τους. Αν οι ενδιαφερόμενοι επιπροσθέτως δηλώ¬ 
σουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, οι φάκελοί τους 
κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της 
αποδεικτικής διαδικασίας. 

3.1. Μετά την εκδίκαση των τυχόν αντιρρήσεων κατά 
του παραπάνω πρακτικού της Ε.Δ.Δ. και την εφαρμογή 
των σχετικών επί των αντιρρήσεων αποφάσεων, ολοκλη¬ 
ρώνεται το στάδιο κατάθεσηςτωνπροσφορών καιτο σχε¬ 
τικό πρακτικό με τους κλειστούς φακέλους τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών διαβιβάζονται στην Επιτροπή 
Εισήγησης για την Ανάθεση (Ε.Ε.Α.)της προμήθειας. 

3.2. Η Ε.Ε.Α., στην περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 
στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, ανοίγει τις τεχνι¬ 
κές προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση, ελέγχει το πε¬ 
ριεχόμενό τους αν είναι σύμφωνο με τη Διακήρυξη και 
αποφασίζει σε μυστική συνεδρίαση εάν οι διαγωνιζόμενοι 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τηςΔιακήρυξης. Στη πε¬ 
ρίπτωση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για ανά¬ 
θεση της σύμβασης στην πλέον συμφέρουσα προσφορά, 
η Ε.Ε.Α. ανοίγει τις τεχνικές προσφορές σε δημόσια συ¬ 
νεδρίαση, ελέγχειτο περιεχόμενό τους αν είναι σύμφωνο 
με τη Διακήρυξη και σε μυστική συνεδρίαση αξιολογεί και 
βαθμολογεί τις τεχνικές προσφορές. Τις ενέργειές της η 
Ε.Ε.Α. και στις δύο ως άνω περιπτώσεις καταγράφει σε 


πρακτικό, το οποίο ανακοινώνει δημόσια στους διαγωνι- 
ζόμενους, οι οποίοι έχουν δυνατότητα υποβολής αντιρ¬ 
ρήσεων. 

3.3. Μετά την εκδίκαση των τυχόν αντιρρήσεων και την 
εφαρμογή της σχετικής απόφασης, η Ε.Ε.Α. αποσφραγί¬ 
ζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών των δια- 
γωνιζομένων που έγιναν αποδεκτοί, προσδιορίζει την 
πλέον συμφέρουσα προσφορά στην περίπτωση αξιολό¬ 
γησης, ανακοινώνει τον μειοδότη και συντάσσει το σχετι¬ 
κό πρακτικό. 

3.4. Η Ε.Ε.Α. διαβιβάζει το Πρακτικό της και εισηγείται 
προς το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας την ανάθεση της 
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο προμηθευτή που προ- 
σέφερε την χαμηλότερη ή την πλέον συμφέρουσα προ¬ 
σφορά όπως ορίζεται στη Διακήρυξη, εφόσον ελέγξει τα 
οριζόμενα στοιχεία των παραγράφων 2.1 και 2.2 του άρ¬ 
θρου 16 του παρόντος. 

3.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εγκρίνει ή 
ακυρώνει το αποτέλεσμα της διαδικασίας χωρίς να απο¬ 
κλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας από οποιο- 
δήποτε σημείο, σε περίπτωση λάθους ή παράληψης των 
Επιτροπών. 

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η απόφαση 
ανάθεσης της σύμβασης τοιχοκολλάται στον πίνακα ανα¬ 
κοινώσεων του κεντρικού καταστήματος της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.» 

4. Είναι ευθύνη των συμμετεχόντων να ενημερώνονται 
έγκαιρα από τον πίνακα των ανακοινώσεων του κεντρικού 
καταστήματος της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», ώστε να πληρο¬ 
φορούνται τις ημερομηνίες και ώρες των δημοσίων συνε¬ 
δριάσεων και να προσέρχονται σ’ αυτές καθώς και για τη 
διάθεση των πρακτικών των Επιτροπών, τις προθεσμίες 
υποβολής των αντιρρήσεων και για την απόφαση ανάθε¬ 
σης της σύμβασης. 

5. Οι Επιτροπές έχουν την ευχέρεια, σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, να καλέσουν τους υποψηφίους να συμπλη¬ 
ρώσουν ή να αποσαφηνίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα, 
όχι όμως και να προσκομίσουν τυχόν ελλείποντα. 

6. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, τυχόν υποβλη- 
θείσα προσφορά από προμηθευτή, που δεν προσκλή¬ 
θηκε προς τούτο, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγι¬ 
στεί. 

Άρθρο 13 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές επί (60) εξήντα ημέρες από την επομένη της διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετι¬ 
κά στη Διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς και για τον 
χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά 
τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπόμενου από τη Διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται 
εφόσον ζητηθεί από την ΕΟΑΕ σε περίπτωση προσφυγών 
και για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχου από το Ελεγκτι¬ 
κό Συνέδριο για Προμήθειες προϋπολογισμού μεγαλυτέ- 
ρου των 1.467.351,43 ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α., με ταυτόχρο¬ 
νη παράταση της ισχύος των εγγυήσεων συμμετοχής. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


15113 


Άρθρο 14 
Αντιπροσφορές 

Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφο¬ 
ρές. Σε περίπτωση υποβολής τους, αυτές απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 15 

Αντιρρήσεις διαγωνιζομένων 

Κατά των πρακτικών των επιτροπών Διεξαγωγής Διαδι¬ 
κασίας (Ε.Δ.Δ.) και Εισήγησης για Ανάθεση της προμή¬ 
θειας (Ε.Ε.Α), υπάρχει δυνατότητα υποβολής αντιρρήσε¬ 
ων μόνον από τους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο. 
Οι αντιρρήσεις στρέφονται κατά του σχετικού πρακτικού 
και υποβάλλονται εγγράφως στις αρμόδιες επιτροπές. 

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων ορίζεται σε δύο 
εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ανακοίνωση του Πρα¬ 
κτικού στην περίπτωση της Επιτροπής Διεξαγωγής Δια¬ 
δικασίας του Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) και σε τρεις εργάσι¬ 
μες ημέρες αντιστοίχως στις περιπτώσεις της Επιτροπής 
Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.) και της Επιτροπής προ¬ 
επιλογής κατά την πρώτη φάση της κλειστής διαδικα¬ 
σίας. 

Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, τυχόν αντιρρήσεις 
κατάτου πρακτικού της α'φάσης προεπιλογής για τη συμ¬ 
μετοχή ή τη βαθμολογία υποψηφίου, κοινοποιούνται επί 
ποινή απαραδέκτου σε αυτόν κατά του οποίου στρέφο¬ 
νται. Στη β' φάση της κλειστής διαδικασίας, δικαίωμα υπο¬ 
βολής αντιρρήσεων έχουν μόνον όσοι προεπιλέχθηκαν να 
υποβάλουν προσφορά κατά την α' φάση. 

Η υποβολή αντιρρήσεων δεν επιφέρει αναβολή ή διακο¬ 
πή της διαδικασίας επιλογής. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται 
από το Δ.Σ. της ΕΟΑΕ, μετά από σχετική εισήγηση της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής. Η απόφαση επί των αντιρρήσεων κοι¬ 
νοποιείται στον ενιστάμενο. 

Άρθρο 16 

Επιτροπές 

1. Επιτροπή Διεξαγωγής της Διαδικασίας (Ε.Δ.Δ.) 

Η Ε.Δ.Δ. είναι τριμελής και ορίζεται για συγκεκριμένη 
προμήθεια λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της διαδι¬ 
κασίας επιλογής προμηθευτή, ή για περισσότερες από 
μια προμήθειες με διάρκεια το πολύ για ένα έτος. 

Αρμοδιότητά της είναι η παραλαβή των προσφορών την 
τακτή ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους, η αρίθ¬ 
μηση και μονογραφή όλων των υποβαλλόμενων φακέλων 
κατά σειρά παραλαβήςτους, η αποσφράγιση των φακέλων 
τυπικών δικαιολογητικών και ο έλεγχος των περιεχομένων 
τους για το αν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις των 
διαγωνιζομένων σύμφωνα με τη Διακήρυξη. Επίσης έργο 
της Επιτροπής είναι η καταχώρηση των συμμετεχόντων και 
των δικαιολογητικών τους στο Πρακτικό Διεξαγωγής της 
Διαδικασίας, στο οποίο θαπεριγράφονται οι ενέργειέςτης, 
οι υποβαλλόμενες και οι αποδεκτές προσφορές καθώς και 
οι ακριβείς λόγοι αποκλεισμού συμμετεχόντων. Η Επιτρο¬ 
πή ελέγχει επίσης αν οι φάκελοι οικονομικής και τεχνικής 
προσφοράς είναι καλά σφραγισμένοι. Σε περίπτωση υπο¬ 
βολής αντιρρήσεων κατά του πρακτικού της γνωμοδοτεί 
σχετικά προς το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας και σε κάθε 
περίπτωση διαβιβάζει το πρακτικό της καθώς και τους λοι¬ 
πούς κλειστούς φακέλους στην Ε.Ε.Α. 


2. Επιτροπή Εισήγησης για την Ανάθεση της προμήθει¬ 
ας (Ε.Ε.Α.) 

Η Ε.Ε.Α. είναι τριμελής και ορίζεται για συγκεκριμένη 
προμήθεια λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της διαδι¬ 
κασίας, ή για περισσότερες από μια προμήθειες με 
διάρκεια το πολύ για ένα έτος. Σε ειδικές περιπτώσεις, 
λόγω της φύσης των προς προμήθεια υλικών ή των υπη¬ 
ρεσιών που θα παρασχεθούν, μπορεί να συμπληρώνε¬ 
ται με ένα ή και περισσότερα μέλη ανάλογης ειδικότη¬ 
τας και κατάλληλης επιστημονικής κατάρτισης με από¬ 
φαση του αρμοδίου οργάνου για τη συγκρότηση της 
Επιτροπής. 

Αρμοδιότητα της Επιτροπής Εισήγησης για την Ανάθε¬ 
ση της προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών είναι: α) η απο¬ 
σφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών, ο 
έλεγχος και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, η 
βαθμολόγησή τους, όταν η ανάθεση της σύμβασης θα γί¬ 
νει στην πλέον συμφέρουσα προσφορά και β) η απο¬ 
σφράγιση των οικονομικών προσφορών και η ανακοίνωση 
της χαμηλότερης προσφερθείσης τιμής, όταν η ανάθεση 
της σύμβασης προβλέπεται να γίνει στην προσφορά με τη 
χαμηλότερη τιμή, ή ο προσδιορισμός και η ανακοίνωση 
της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, όταν η ανάθεση 
της σύμβασης προβλέπεται να γίνει στην πλέον συμφέ¬ 
ρουσα προσφορά. Στην περίπτωση ανάθεσης της προμή¬ 
θειας με διαπραγμάτευση η Ε.Ε.Α. διαπραγματεύεται με 
τους υποψηφίους τους όρους της σύμβασης. 

Η Ε.Ε.Α. σε κάθε περίπτωση συντάσσει σχετικό πρακτι¬ 
κό, γνωμοδοτεί επί τυχόν αντιρρήσεων και εισηγείται αρ- 
μοδίως για την ανάθεση της προμήθειας. 

3. Ο ορισμός των παραπάνω επιτροπών γίνεται με από¬ 
φαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας, στην οποία 
ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και ο πρό¬ 
εδρος της κάθε επιτροπής. 

Άρθρο 17 

Προσφερόμενη τιμή 

1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού 
δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη Διακήρυξη και 
στα λοιπά τεύχη. Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη. 

2. Όταν από τη Διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφε¬ 
ρόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ, προσφορά σε συνάλλαγ¬ 
μα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδε¬ 
κτη. 

3. Εφόσον από τη Διακήρυξη προβλέπονται τιμές προ¬ 
σφορών σε συνάλλαγμα, για τη σύγκριση των προσφο¬ 
ρών, αυτές μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση την ισχύου- 
σα τιμή ΡΙΧΙΝΟ του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων 
έναντι του ΕΥΡΩ (Ελεύθερη σύγκριση ΡΙΧΙΝΟ της Δια¬ 
τραπεζικής Αγοράς) κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής του τι¬ 
μήματος χωρίς αυτό να προβλέπεται από την Διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφή¬ 
νεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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Άρθρο 18 

Αναπροσαρμογή τιμών 

1. Όταν από την Διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παρά¬ 
δοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, 
τότε ορίζεται στην Διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμο¬ 
γής της τιμής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά 
να καθορίζεται στην Διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και οι 
προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών που 
θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τι¬ 
μών είναι και τα εξής: 

1.1. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται 
από τη Διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέ¬ 
χρι και την ημερομηνία παράδοσης των υλικών. 

1.2. Αναπροσαρμογή, σε περιπτώσεις τμηματικών πα¬ 
ραδόσεων, χορηγείται για τις ποσότητες που ορίζονται 
από τη Διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση 
των δώδεκα (12) μηνών. 

1.3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης με υπαι¬ 
τιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπροθέσμου δεν 
υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή. 

1.4. Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται 
και από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία. 

Σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση της ΕΟΑΕ μπο¬ 
ρεί να ορίζεται στην Διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμο¬ 
γής της τιμής ακόμα και αν το προβλεπόμενο χρονικό διά¬ 
στημα παράδοσης των ειδών είναι μικρότερο των δώδεκα 
(12) μηνών. 

Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει 
μετά την αναπροσαρμογή δεν απαιτείται σύναψη συ¬ 
μπληρωματικής σύμβασης. 

Όταν από την Διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή 
τιμών, προσφορά με τιμές σταθερές απορρίπτεται. 

Άρθρο 19 

Προέλευση των προσφερόμενων υλικών 

1. Οι διαγωνιζόμενοι προμηθευτές υποχρεούνται ανά¬ 
λογα με την μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις 
αιτήσεις συμμετοχής, ή στις προσφορές τους την χώρα 
προέλευσης των υλικών που προσφέρουν. 

2. Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του 
το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα προσφε- 
ρόμενα υλικά καιτοντόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για 
την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφο¬ 
ρες φάσεις βιομηχανοποίησης, μπορεί από τη σχετική Δια¬ 
κήρυξη να επιβάλλεται να δηλώνεται στην προσφορά το 
κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης 
του. Εφόσον η παραπάνω δήλωση προβλέπεται στην Δια¬ 
κήρυξη, προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση 
αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν διαπιστωθεί 
απάτην υπηρεσία, ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώ¬ 
θηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και στον προ- 
σφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ, η 
ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς της ΕΟΑΕ. Η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο ερ¬ 
γοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολι- 
κώςτων υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού απότους 
διαγωνισμούς του Δημοσίου ή της ΕΟΑΕ, που ισχύει κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 


3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα 
προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργο¬ 
στάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που δη¬ 
λώνονται στην προσφορά πρέπει να επισυνάψουν σε αυ¬ 
τή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 
εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά, με 
την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμη¬ 
θευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, 
προκειμένου να συνεκτιμηθεί και το στοιχείο τούτο. 

4. Μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επι¬ 
τρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με 
την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρω- 
ση. Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα 
του προμηθευτή η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση 
του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ. 

Άρθρο 20 

Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης και 
Αξιολόγησης προσφορών 

1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και 
την τελική επιλογή του προμηθευτή (η χαμηλότερη τιμή ή 
η πλέον συμφέρουσα προσφορά) καθορίζεται από την 
ΕΟΑΕ στη σχετική Διακήρυξη. 

2. Όταν για την τελική επιλογή κριτήριο είναι η πλέον 
συμφέρουσα προσφορά, για την αξιολόγηση των προ¬ 
σφορών λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση κυρίως τα 
παρακάτω στοιχεία: 

2.1. Η τιμή. 

2.2. Οι όροι πληρωμής. 

2.3. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντή¬ 
ρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα 
στη Διακήρυξη. 

2.4. Η συμφωνίατωνπροσφερόμενων υλικών με συγκε¬ 
κριμένα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδια¬ 
γραφών που καθορίζονται στην Διακήρυξη. 

2.5. Η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των υλικών 
με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

2.6. Η καταλληλότητα των προσφερομένων υλικών για 
την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. 

2.7. Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς 
άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από την Εταιρία. 

2.8. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατή- 
ρησης. 

2.9. Η ποιότητα εξυπηρέτησης (5ΕΒΝ/ΙΟΕ) μετά την πώ¬ 
ληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμη¬ 
θευτή καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 

2.10. Η τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, 
ειδίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους του 
προμηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη των ειδών. 

2.11. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών, εφόσον ασκεί 
επιρροή στις λειτουργικές ανάγκες της Εταιρίας. 

2.12. Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση των υπό 
προμήθεια υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών της Εται- 
ρίας. 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς 
αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Δια¬ 
κήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στονπρομηθευτή, 
του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η 
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πλέον συμφέρουσα, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί 
τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυ¬ 
ξης· 

Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η 
παρακάτω: 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των 
οικονομικών των παρ. 2.1,2.2, και 2.3 (τιμή, όροι πληρω¬ 
μής και κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρη¬ 
σης), κατατάσσονται σε δύο ομάδες. 

1η Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας και από¬ 
δοσης που περιλαμβάνονται τα στοιχεία 2.4,2.5, 2.6, 2.7 

2η Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης όπου πε¬ 
ριλαμβάνονται τα στοιχεία 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 

Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται με τη Διακήρυξη 
συντελεστής βαρύτητας σε ποσοστά επίτοις εκατό %. Το 
άθροισμα των ποσοστών αυτών θα ανέρχεται συνολικά 
σε 100. Για κάθε στοιχείο των δυο ομάδων, καθορίζεται με 
την Διακήρυξη επί μέρους συντελεστής βαρύτητας ώστε 
το άθροισμα τους, για κάθε ομάδα να ισούται με τον κα- 
θορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. 

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογού¬ 
νται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία 
των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για 
τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές 
προδιαγραφές. Για την περίπτωση που υπερκαλύπτονται 
οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζεται με τη Διακήρυξη 
μεγαλύτερη του 100 μέγιστη βαθμολογία καθώς και για 
την περίπτωση που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές 
προδιαγραφές, αλλά οι αποκλίσεις έχουν κριθεί ως επου¬ 
σιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή, καθορίζε¬ 
ται μικρότερη του 100 ελάχιστη βαθμολογία. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των 
ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βα¬ 
ρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνο¬ 
λική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα 
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και 
των δύο ομάδων. 

Γ ια τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνονται 
υπόψη η τιμή της προσφοράς, οι όροι πληρωμής και όταν 
από την Διακήρυξη προβλέπεται το κόστος εγκατάστα¬ 
σης, λειτουργίας και συντήρησης. Στη Διακήρυξη θα ανα- 
φέρεται ο τρόπος προσδιορισμού της συγκριτικής τιμής 
με βάση τα ανωτέρω. 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει 
τον μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής προς τη βαθ¬ 
μολογία της. 

Στη Διακήρυξη καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτί¬ 
ζουν τις δύο ομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας τόσο της 
κάθε ομάδας συνολικά όσο και των στοιχείων της κάθε 
ομάδας ξεχωριστά. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης 
ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που παρου¬ 
σιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγη¬ 
ση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ου¬ 
σιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές της Διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
Αντίθετα μπορεί να γίνουν αποδεκτές προσφορές εάν οι 
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, 
οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 


Αποκλίσεις από όρους της Διακήρυξης ή από σημεία 
των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί 
στη Διακήρυξη ως απαράβατοι όροι, είναι οπωσδήποτε 
ουσιώδεις και επιφέρουν την απόρριψη των προσφορών. 

3. Εάν σε διαγωνισμό κριτήριο για την κατακύρωση της 
προμήθειας αποτελεί η χαμηλότερη τιμή, τυχόν υποβαλ¬ 
λόμενη προφανώς υπερβολικά χαμηλή προσφορά για τα 
προς προμήθεια προϊόντα, εξετάζεται λεπτομερώς πριν 
αποφασισθείη κατακύρωση του διαγωνισμού. Γιατο σκο¬ 
πό αυτό η Επιτροπή Εισήγησης Ανάθεσης ζητά εγγρά- 
φως από τον προσφέροντα τις αναγκαίες διευκρινίσεις, 
σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της προμήθειας ή 
τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευ¬ 
νοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προ¬ 
μήθεια των αγαθών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων 
προμηθειών. Η Ε.Ε.Α. για να προτείνει την απόρριψη της 
υπερβολικά χαμηλής προσφοράς θα πρέπει προηγουμέ¬ 
νως να εξετάσει λεπτομερώς τις διευκρινίσεις του προ- 
σφέροντος. 

Όταν η Διακήρυξη προβλέπει την κατακύρωση του δια¬ 
γωνισμού στη χαμηλότερη τιμή, η απόρριψη υπερβολικά 
χαμηλής προσφοράς πρέπει να γνωστοποιείται στην επι¬ 
τροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Άρθρο 21 

Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

Η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση της προμήθειας 
(Ε.Ε.Α.), αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμά¬ 
των του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή της, μπο¬ 
ρεί να προτείνει στο Δ.Σ.: 

3.1. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 
εκατό, που θα καθορίζεται στη Διακήρυξη. Το ποσοστό 
αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση 
μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μι¬ 
κρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσό¬ 
τητας κάτω του καθοριζομένου από τη Διακήρυξη ποσο¬ 
στού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμη¬ 
θευτή. 

3.2. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, 
εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέ¬ 
ρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη 
διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του 
προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προ¬ 
μηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 

3.3. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
καιτην επανάληψή του μετροποποίηση ή μη των όρων και 
των τεχνικών προδιαγραφών. 

3.4. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος 
κανονισμού. 

Άρθρο 22 

Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης 

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της 
προμήθειας, αποστέλλεται η απόφαση ανάθεσης και σχε¬ 
τική ανακοίνωση που περιλαμβάνειτουλάχιστονταπαρα¬ 
κάτω στοιχεία. 

1.1. Το είδος. 

1.2. Την ποσότητα. 
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1.3. Τηντιμή. 

1.4. Τον τόπο παράδοσης των υλικών ή παροχής Υπη¬ 
ρεσιών. 

1.5. Την προθεσμία και τον τόπο υπογραφής και σύμβα¬ 
σης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συνα- 
φθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε και ανα¬ 
τέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανα¬ 
κοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει 
για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνω¬ 
σης, στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης 
των υλικών αρχίζει και υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, 
ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

4. Εάν η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται σε αλλο¬ 
δαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκ¬ 
πρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε 
περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπη¬ 
μα στον αλλοδαπό προμηθευτή. 

5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, 
δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός των ανω¬ 
τέρω προθεσμιών, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση 
του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμό¬ 
διου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 
του παρόντος. 

Άρθρο 23 
Συμβάσεις 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης της προθεσμίας 
καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αφού 
προσκομισθεί η προβλεπόμενη από τη διακήρυξη εγγυη¬ 
τική επιστολή. 

2. Η σύμβαση περιλαμβάνει άλατα στοιχεία της προμή¬ 
θειας και τουλάχιστον τα εξής: 

2.1. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

2.2. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

2.3. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

2.4. Τηντιμή. 

2.5. Τοντόπο, τρόπο, και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

2.6. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

2.7. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και τον τρόπο απο¬ 
δέσμευσής τους. 

2.8. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

2.9. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

2.10. Τοντρόπο και χρόνο πληρωμής. 

2.11 .Τοντρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμή¬ 
ματος εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή, το χρόνο 
εγγύησης, την παραλαβή των υλικών, την επιστροφή των 
εγγυήσεων. 

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κει¬ 


μένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Δια¬ 
κήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται 
από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

5.1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που 
παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπε¬ 
ται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρ¬ 
μόδιο όργανο ως ασήμαντο. 

5.2. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η 
ποσότητα που παραδόθηκε. 

5.3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, 
αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις. 

5.4. Εκπληρώθηκαν και οιτυχόν λοιπές συμβατικές υπο¬ 
χρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδε- 
σμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
απάτη σύμβαση. 

Άρθρο 24 
Εγγυήσεις 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κρά- 
τη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ και έχουν 
σύμφωνα με τα ισχύοντατο δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα 
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

2. Μετην εγγυητική επιστολή, το πιστωτικό ίδρυμα ανα¬ 
λαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με 
μόνη τη δήλωση εκείνου προςτον οποίο απευθύνεται, χω¬ 
ρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν 
είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να πε¬ 
ριλαμβάνουν καταρχήν: 

3.1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

3.2. Τον εκδότη. 

3.3. Τον αποδέκτη - Εγνατία Οδός ΑΈ. 

3.4. Τον αριθμό της εγγύησης. 

3.5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

3.6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμη¬ 
θευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

3.7. Τους όρους ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα με 
ανεπιφύλακτη παραίτηση από το δικαίωμα διζήσεως για 
το ποσό που εγγυάται και με την υποχρέωση καταβολής 
του σε πέντε ημέρες, χωρίς ένσταση ή αντίρρηση, μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

4.1. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρτου συμμετέχοντος 
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολι¬ 
κής προϋπολογισθείσης δαπάνης, με ΦΠΑ εκτός εάν ορί¬ 
ζεται διαφορετικό ποσοστό στην Διακήρυξη ή την πρό¬ 
σκληση. 

4.2. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των 
προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: 

4.2.1 Τον τίτλο της προμήθειας, την ημερομηνία διαγω¬ 
νισμού και τα προς προμήθεια υλικά. 

4.2.2Τηνημερομηνίαλήξηςτης ισχύος της εγγύησης. (Η 
εγγύηση πρέπει να ισχύειτουλάχιστονεπίένα μήνα μετά τη 
λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η Διακήρυξη). 
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4.3. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την 
υποβολή της με την προσφορά είναι: 

4.3.1η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα 
να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται, 

4.3.2 το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, 

4.3.3 η ημερομηνία έκδοσής της, 

4.3.4 τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκ- 
δίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των 
αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των 
υστέρων. 

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

5.1. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, 
υποχρεούταινα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον 
ΦΠΑ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Διακήρυξη ή την 
πρόσκληση. 

5.2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή 
της σύμβασης. 

5.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός 
των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: 

5.3.1 Τοντίτλοτης σχετικής σύμβασης καιτα προς προ¬ 
μήθεια υλικά. 

5.3.2 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτε¬ 
ρος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, 
κατά τον χρόνο που με βάση την σύμβαση η Εταιρία υπο- 
χρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή 
μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη Διακήρυξη. Σε 
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου θαπαρα- 
τείνεται αντίστοιχα και ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 
επιστολής. 

6. Εγγύηση προκαταβολής. 

6.1. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προ- 
βλέπεται στην Διακήρυξη, χορηγείται στον προμηθευτή η 
προβλεπόμενη προκαταβολή που δεν μπορεί να υπερβαί¬ 
νει το 50 %, της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. 
Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβα¬ 
ρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που ισχύει κάθε φορά για 
τις προκαταβολές που χορηγείτο Δημόσιο για τις συμβά¬ 
σεις προμηθειών. Το ποσό της προκαταβολής που χορη¬ 
γείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την ορι¬ 
στική ποσοτική καιποιοτικήπαραλαβήτου υλικού απότον 
φορέα συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής 
αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης. 

6.2. Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 

5.3. 

7. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον προμηθευτή 
στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε προμήθεια, επι- 
στρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγ¬ 
γύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοι¬ 
πών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 
επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερο¬ 
μηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και 
προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτι¬ 


κή και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμ¬ 
βαλλόμενους. Σε περίπτωση που το αγαθό είναι διαιρετό 
και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση τμη¬ 
ματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά πο¬ 
σό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας 
που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παρα¬ 
λαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθε¬ 
σμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γί¬ 
νεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

9. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στις προ¬ 
μήθειες με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης. 

10. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

11. Εφόσον από τη Διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση 
καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προμηθευτής υπο- 
χρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από την 
έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η 
αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγ¬ 
γύησης καθορίζονται στη Διακήρυξη. 

Άρθρο 25 

Διαδικασία με διαπραγμάτευση 

Προμήθειες με διαπραγμάτευση με ή χωρίς προηγού¬ 
μενη δημοσίευση προκήρυξης, μπορεί να γίνουν εάν συ¬ 
ντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1.4 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού. 

Προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία με διαπραγ¬ 
μάτευση, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ. 

Σε περίπτωση που της διαπραγμάτευσης προηγείται 
διαγωνισμός, η παραπάνω απόφαση υποκαθίσταται από 
την απόφαση κρίσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνι¬ 
σμού, εφόσον προκρίνεται η προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της 
προμήθειας. 

Άρθρο 26 

Συνοπτικές διαδικασίες 

Οι συνοπτικές διαδικασίες αφορούν στις προμήθειες 
αξίας μικρότερης των 200.000 ΕΥΡΩ και εκτελούνται με 
βάση Εσωτερική Διαδικασία Προμηθειών της Εταιρίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Άρθρο 27 

Χρόνος παράδοσης υλικών 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό 
μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμ¬ 
βαση. 

2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί 
με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας να παρατείνεται μέχρι 
το (1/4) αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμη¬ 
θευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός 
χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος 
από τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες, μπορεί με από¬ 
φαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, να παρατείνεται μέχρι το 
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(1/2) αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρ- 
τωσης-παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από 
την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφα¬ 
σης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβα¬ 
τικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης και δεν υποβλήθηκε 
έγκαιρα το αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς 
κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την ΕΟΑΕ, 
την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή πα¬ 
ραλαβής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρί¬ 
τερα από την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 
το υλικό. 

4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη 
υποδοχής τούτου, ο προμηθευτής υποχρεούται να υπο¬ 
βάλλει αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προ¬ 
σκόμισης, το υλικό και η ποσότητα. 

5. Για την περίπτωση προμήθειας υπηρεσιών θα περι¬ 
λαμβάνονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας, ανάλογες 
με τις παραπάνω διατάξεις, για το χρόνο παροχής των 
υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στο είδος των υπηρεσιών, 
των οποίων την παροχή θέλει να εξασφαλίσει με το δια¬ 
γωνισμό η Εταιρία. 

Άρθρο 28 
Παραλαβή υλικών 

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές. 

2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται 
να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διε- 
νεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός 
έλεγχος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβα¬ 
ση, ενεργείται: 

2.1. Με μακροσκοπική εξέταση. 

2.2. Με χημική ή μηχανική εξέταση. 

2.3. Με πρακτική δοκιμασία. 

2.4. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους 
χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό, ή και με 
οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση 
της επιτροπής παραλαβής. 

3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μα¬ 
κροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή πα¬ 
ραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρρι¬ 
ψης) μετά την διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. 

Όταν η σύμβαση προβλέπει εκτός από την μακροσκο¬ 
πική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, 
μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία), συντάσσεται 
από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο 
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό 
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέ¬ 
σματα των ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της φύσης του υλι¬ 
κού, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γί¬ 
νονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν 
εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ορι¬ 
στικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται απάτην επιτρο¬ 
πή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακρο¬ 
σκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. Όταν πρόκειται 
για υλικά των οποίων ο έλεγχος απαιτεί εξειδικευμένες 
γνώσεις, η Εταιρία μπορεί να αναθέσει τον ποιοτικό έλεγ¬ 
χο σε κατάλληλο διεθνές γραφείο ελέγχου (ή σε εξωτερι¬ 


κό συνεργάτη), το οποίο θα παράσχει στην επιτροπή πα¬ 
ραλαβής τα κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου της ποιό¬ 
τητας των υλικών. Στην περίπτωση αυτή για τις υποχρεώ¬ 
σεις του γραφείου ελέγχου ή του εξωτερικού συνεργάτη 
και για τις υποχρεώσεις του προμηθευτή, ισχύουν τα ανα- 
φερόμενα στο άρθρο 32 (παράγραφοι 2, 3, 4 και 5). 

4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής διαπιστώ¬ 
σει ότι το υλικό δεν πληροί τις προδιαγραφές, αναφέρει 
στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιά¬ 
ζει τούτο από τους όρους της σύμβασης, αιτιολογεί τους 
λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί. 

Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο (Δ/νση της Εται¬ 
ρίας που ζήτησε την προμήθεια) ότι οι παρεκκλίσεις του 
υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπο¬ 
ρεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας 
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρί- 
φθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με ή χωρίς έκπτωση 
επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυ¬ 
τή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολ¬ 
λο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από¬ 
φαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή πα¬ 
ραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά 
τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη 
λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλ¬ 
λους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμ- 
βάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτω¬ 
ση που με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας εγκρίθηκε η μα¬ 
κροσκοπική παραλαβή υλικού, που απορρίφθηκεαπότην 
επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώ¬ 
θηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο. 

Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παρα¬ 
λαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα 
του ελέγχου των δειγμάτων. Με απόφαση του Δ.Σ. της 
Εταιρίας, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το 
οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτό¬ 
κολλο, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους 
της σύμβασης, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικήςτι- 
μής. 

5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπο- 
νται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρί- 
φθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με αποκλίσεις, οι οποίες 
διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή από άλ¬ 
λους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή 
παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται 
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγ- 
γελτα από την Υπηρεσία. 

Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, κα¬ 
τά περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η πρω¬ 
τοβάθμια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που 
η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγ¬ 
χο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνε - 
ται από αυτή παραληπτέο με βάση τον μακροσκοπικό 
έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει τα προβλεπόμενα δείγ¬ 
ματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό κρί- 
νεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση 
τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματολη¬ 
ψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγ- 
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χους. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο (Διεύθυνση 
της Εταιρίας που ζήτησε την προμήθεια) ότι οι παρεκκλί¬ 
σεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότη¬ 
τα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του 
Δ.Σ. της Εταιρίας μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλι¬ 
κού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με ή 
χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 

Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επι¬ 
τροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλα¬ 
βή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο ορι¬ 
στικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού στη δευτε¬ 
ροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον 
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής πα¬ 
ραλαβής, βαραίνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη 
απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανε¬ 
ξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από 
αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά 
καταλογίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και εκ- 
πίπτονται από το λαβείντου προμηθευτή ή εισπράττονται 
από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές 
παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποι¬ 
ούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

7. Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας μπορεί να παρα- 
πέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση υλικό σε επι¬ 
τροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη 
και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την 
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυ¬ 
τή ισχύουν για την Εταιρία και για τον προμηθευτή τα ανα¬ 
φερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 

8. Ανάλογη διαδικασία παραλαβής θα ισχύει και στην 
περίπτωση προμήθειας υπηρεσιών. Με τη διακήρυξη της 
δημοπρασίας θα εξειδικεύονται οι διατάξεις, σύμφωνα με 
το είδος των υπηρεσιών, των οποίων την παροχή θέλει να 
εξασφαλίσει με το διαγωνισμό η Εταιρία. 

Άρθρο 29 

Χρόνος παραλαβής υλικών 

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 
καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μα¬ 
κροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενερ- 
γούνται από την ίδια επιτροπή ή και ελέγχους που διενερ- 
γούνται από τα άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμα¬ 
στήρια) που ανήκουν στην Εταιρία, ο συμβατικός χρόνος 
παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής 
προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση 
προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους 
ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν 
ανήκουν στην Εταιρία, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής 
αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης 
του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτήν το χρονικό 
διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, 
μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου 
στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την 
υποχρέωση της παραγράφου 3, του άρθρου 27 του πα¬ 


ρόντος, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 
ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να 
προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 

3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετι¬ 
κού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτρο¬ 
πή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδί¬ 
καια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρίας 
και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δ.Σ. της 
Εταιρίας, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
τούτων. 

4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη 
παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματο¬ 
ποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι 
από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της 
Εταιρίας, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν ο πρό¬ 
εδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίη¬ 
σε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο και όταν: 

4.1. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υπο- 
χρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, 
άλλως υπόκειται στιςπροβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

4.2. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους 
της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο προμηθευ¬ 
τής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, 
εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντι¬ 
στοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον 
αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Και για τις δύο πα¬ 
ραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. της Εται¬ 
ρίας. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από 
την σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε 
αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα 
βαρύνουν την Εταιρία. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν 
έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνε- 
ται υπόψη. 

5. Για την περίπτωση προμήθειας υπηρεσιών, θα περι¬ 
λαμβάνονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας ανάλογες 
με τις παραπάνω διατάξεις για το χρόνο παραλαβής των 
υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στο είδος των υπηρεσιών, 
των οποίων την παροχή θέλει να εξασφαλίσει με το δια¬ 
γωνισμό η Εταιρία. 

Άρθρο 30 

Ναύλωση - Ασφάλιση 

1. Σε περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με 
τον όρο παράδοσης Ργθθ Οιί ΒοαΓά - Ργθθ Οπ Τγοο1< (ΡΟΒ- 
ΡΟΤ), η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέρι¬ 
μνα και δαπάνη της Εταιρίας. Ο προμηθευτής μετά την 
υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από 
την Εταιρία έγγραφες οδηγίες σχετικά με την μεταφορά 
του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μετα¬ 
φορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμη¬ 
θευτή με τους εξής περιορισμούς: 

1.1. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους 
σταθμούς ή λιμάνια χωρίς συγκατάθεση της Εταιρίας. 

1.2. Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο 
υπόκειται στους όρους και συμφωνίες της ΟΕΑ33ΙΡΙ- 
ΟΑΤΙΟΝ ΟΕΑΙΙ3Ε3. 




15120 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Σε κάθε περίπτωση η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη 
και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει 
η Εταιρία. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, 
ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον προμηθευ¬ 
τή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης ΟοεΙ 
ΙηευΓαηοθ ΡΓθίρίιΙ (ΟΙΡ). 

2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται 
με όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και 
δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική 
εταιρία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγοραστή, 
ανάλογα με τη φύση του υλικού, τα περιστατικά του ταξει- 
δίου, τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες οι 
οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους 
παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πο¬ 
λέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυ¬ 
τοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών 
Λονδίνου που ισχύουν κατά το χρόνο ασφάλισης. 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις των ασφαλίσεων η έναρξη 
και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς θα 
γίνεται σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη 
(ννΑΗΕΗΟϋδΕ ΤΟ \Λ/ΑΒΕΗ0υ3Ε) περιλαμβανομένης και 
της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς 
χώρους ή άλλες αποθήκες ΙΝΤΒΑΝ3ΙΤ του τόπου προο¬ 
ρισμού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) ημέρες από 
την άφιξή τους. 

4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία ΟοεΙ ΙηευΓαηοθ ΡΓθίρίιΙ 
(ΟΙΡ) του εμπορεύματος πλέον 5 %. 

Άρθρο 31 

Ανακοίνωση φόρτωσης 

1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλι¬ 
κών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία, με τη¬ 
λεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία 
φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

1.1.0 τίτλος της σύμβασης. 

1.2. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το 
όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του. 

1.3. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ’αυτών σημεία και 
αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το βάρος 
(μεικτό-καθαρό). 

1.4. Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέ¬ 
σου στον τόπο προορισμού. 

2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να 
αποστείλει το τηλεγράφημα αυτό ή το τηλετύπημα ή την 
τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με κάθε δαπάνη ή ζημία, ή 
έξοδα που αυτό συνεπάγεται λόγω υπερημεριών και πα¬ 
ραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους ΙΝΤΒΑΝ5ΙΤ 
των συμβατικών υλικών, από την επόμενη της άφιξης του 
μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους. 

Άρθρο 32 

Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό 

1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από 
την φόρτωση τούτων ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, 
η Εταιρία μπορεί να αναθέσει, τον ποιοτικό και ποσοτικό 
έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυ¬ 
τή η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα 
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από τη σύμβαση και τον παρόντα κανονισμό. 

2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευ¬ 
τής έχει τις εξής υποχρεώσεις: 


2.1. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργα- 
τοτεχνικό προσωπικό για μετακίνηση, μετατόπιση, στοι- 
βασία κλπ του προς έλεγχο υλικού. 

2.2. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του 
προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στη διάθεσή 
του. 

2.3. Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή 
τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του 
ελέγχου. 

2.4. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς 
γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της 
παραγγελίας. 

2.5. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διε¬ 
θνές γραφείο ελέγχου, ο προμηθευτής βαρύνεται με τα 
έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο 
έλεγχο ή ελέγχους. 

3. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγ¬ 
χου για τον έλεγχο του υλικού, ο προμηθευτής υποχρε- 
ούται να απευθυνθεί στην Εταιρία για να προβεί στις απα¬ 
ραίτητες ενέργειες. 

4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, 
όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, 
βαρύνει τον προμηθευτή. 

5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, σε περί¬ 
πτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκ- 
δώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει 
αμέσως τον αγοραστή προκειμένου να λάβει οδηγίες για 
τις περαιτέρω ενέργειες του. 

6. Η Εταιρία, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές 
γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή από 
εξειδικευμένα στελέχη ή εξωτερικούς συνεργάτες, για τη 
διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση 
αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στην Εταιρία 
πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις 
του προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με 
εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. 

Άρθρο 33 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση 

1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή 
αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα 
με το άρθρο 27 του παρόντος, επιβάλλεται, εκτός τωντυ- 
χόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και 
πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

1.1. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διά¬ 
στημα που δεν υπερβαίνει το (1/4) του μεγίστου προβλε- 
πόμενου από το άρθρο 27 του παρόντος χρόνου παράτα¬ 
σης, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσό¬ 
τητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

1.2. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διά¬ 
στημα απότο όΣόέχριτο Ι^του μεγίστου προβλεπόμενου 
από το άρθρο 27 του παρόντος χρόνου παράτασης, πο¬ 
σοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των 
παραπάνω περιπτώσεων 1.1 και 1.2 προκύπτει κλάσμα 
ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 
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1.3. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 
, ποσοστό 5%επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων 
υπολογίζονται επίτης συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που 
τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθε¬ 
σμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επίτης συμβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος κα¬ 
θυστέρησης φόρτωσης-παράδοσης ή αντικατάστασης, 
με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, δεν λαμβάνεται υπό¬ 
ψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύ- 
νεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος 
φόρτωσης- παράδοσης. 

4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, 
εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 
προκαταβολής που υπολογίζεται από την επόμενη της 
λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδο¬ 
σης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του επιτοκίου υπερημε¬ 
ρίας. 

5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προ¬ 
καταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του 
προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυ¬ 
τού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλε¬ 
σης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευ¬ 
τής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

6. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και 
οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένω- 
σης. 

7. Για την περίπτωση προμήθειας υπηρεσιών, θα περι¬ 
λαμβάνονται, στη διακήρυξη της δημοπρασίας, ανάλο¬ 
γες με την παραπάνω διατάξεις για τις κυρώσεις εκπρό¬ 
θεσμης παροχής των υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στο 
είδος των υπηρεσιών, των οποίων την παροχή θέλει να 
εξασφαλίσει με το διαγωνισμό η Εταιρία. 

Άρθρο 34 

Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέ¬ 
ρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφα¬ 
ση του Δ.Σ. της Εταιρίας, μπορεί να εγκρίνεται αντικατά¬ 
στασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 
από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη του ας των υλικών,ύ συμβατικού χρό¬ 
νου ή του 1/2 αυτού (όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι 
μεγαλύτερος των 30 ημερών), στην περίπτωση που η 
αντικατάσταση προβλέπεται να γίνει μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, οπότε ο προμηθευτής, ως εκπρόθε¬ 
σμος, υπόκειται στις κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παρά¬ 
δοσης (άρθρο 33). Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστή¬ 
σει τα υλικά, που απορρίφθηκαν, μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρό¬ 
νος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπό- 
μενες κυρώσεις. 


2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται 
μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορρι- 
φθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περί¬ 
πτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει 
την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέ¬ 
σα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής πα¬ 
ραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί 
να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που 
θα υποβληθεί απαραίτητα (5) ημέρες τουλάχιστον πριν 
απάτην εκπνοή της, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας με 
την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί 
της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. 
Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυ¬ 
χόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την 
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί 
στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κα¬ 
τά τα ισχύοντα. 

Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέ- 
ντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση της 
παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών 
παραδόσεων. 

Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, ύστερα από γνωμο¬ 
δότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επι¬ 
στροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν 
πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο 
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να 
καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας 
που απορρίφθηκε. 

3. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν έχει αντικα- 
ταστήσειτα υλικά και έχει κηρυχθεί έκπτωτος, με την από¬ 
φαση της έκπτωσης καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών 
από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορρι- 
φθέντων υλικών. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου 
και εφόσον δενπαραληφθούντα υλικά, εκποιούνται ή κα- 
ταστρέφονται κατά την κρίση της Εταιρίας, σύμφωνα με 
τα ισχύοντα. 

Άρθρο 35 

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

1.0 προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προ¬ 
θεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμ¬ 
βαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανά¬ 
θεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Διεύ¬ 
θυνση της Εταιρίας που ζήτησε την προμήθεια). 

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του 
που απορρέει από αυτήν, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδω¬ 
σε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύα¬ 
σε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προ- 
βλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος. 

3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη 
κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται, 
με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας ύστερα από γνωμοδό¬ 
τηση του αρμόδιου οργάνου (Διεύθυνση της Εταιρίας 
που ζήτησε την προμήθεια), που υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι 
παρακάτω κυρώσεις: 




15122 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3.1. (α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμ¬ 
μετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περί¬ 
πτωση. Καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας μέρος της κατατε¬ 
θειμένης εγγυήσεως για την καλή εκτέλεση της προμή¬ 
θειας, κατ' αναλογία προς το διπλάσιο του λόγου Α/Σ, 
όπου Σ το χρηματικό αντικείμενο της σύμβασης και Α το 
ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης. 

(β) Κατάπτωση υπέρ της Εταιρίας των ποινικών ρητρών 
που προβλέπονται στο άρθρο 33 του παρόντος κανονι¬ 
σμού για εκπρόθεσμη παράδοση. 

Οι ως άνω κυρώσεις του έκπτωτου αναδόχου φθάνουν 
κατ' ανώτατο όριο μέχρι καλύψεως των εγγυητικών επι¬ 
στολών καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

3.2. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμη¬ 
θευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών που διε- 
νεργούνται από την Εταιρία. 

3.3. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που 
χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, 
είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει είτε με κα¬ 
τάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγ¬ 
γύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων της 
προκαταβολής, για το διάστημα από την ημερομηνία έκ¬ 
δοσης της απόφασης κήρυξής του έκπτωτου και μέχρι 
της επιστροφής της, γίνεται με το ισχύον κάθε φορά επι¬ 
τόκιο για τον τόκο υπερημερίας. 

4. Για την περίπτωση προμήθειας υπηρεσιών θα περι¬ 
λαμβάνονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας ανάλογες 
με τις παραπάνω διατάξεις για την κήρυξη του προμη¬ 
θευτή υπηρεσιών εκπτώτου, προσαρμοσμένες στο είδος 
των υπηρεσιών, των οποίων την παροχή θέλει να εξασφα¬ 
λίσει με το διαγωνισμό η Εταιρία. 

Άρθρο 36 

Τρόπος πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για 

πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και εξωτερικό 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή 
μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους: 

1.1. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

1.2. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι πο¬ 
σοστού 50 %της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισό¬ 
ποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% 
της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το μακροσκοπικό 
πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης 
συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών. 

1.3. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της 
συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής. 

1.4. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα 
στη διακήρυξη. 

2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο τρόπος 
πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και 
στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από 
την σύμβαση. 

4. Ειδικά για προμήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται είναι: 

4.1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεω¬ 


ρημένο από την Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόμισης του 
υλικού, σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος. 

4.2. Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

4.3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή. 

4.4. Ασφαλιστική - Φορολογική ενημερότητα του προ¬ 
μηθευτή. 

4.5. Κάθε άλλο δικαιολογητικά που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις υπηρεσίες της Εταιρίας που διενεργούν τον έλεγ¬ 
χο και την πληρωμή. 

5. Ειδικά για προμήθειες εξωτερικού τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται είναι τα εξής: 

5.1. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση Ργθθ Οπ 
Βθ3Γό ή Ργθθ Οπ ΤΓυοΚ (ΡΟΒ - ΡΟΤ): 

5.1.1 Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτω- 
σης στο όνομα της Εταιρίας ή σε διαταγή αυτής, που να 
αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορι¬ 
σμού. 

5.1.2 Πιστοποιητικό προέλευσης των υλικών εις τρι- 
πλούν. 

5.1.3 Τιμολόγιο του προμηθευτή, που θα φέρει την έν¬ 
δειξη ότι έχει εξοφληθεί ή το χρονικό διάστημα της πί¬ 
στωσης. 

5.1.4 Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, με την 
εξόφληση της πίστωσης. 

5.1.5 Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο. 

5.1.6 Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, 
εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγ¬ 
χου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτρο¬ 
πή. 

5.1.7 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής στην Ελλάδα, εφόσον από τη σύμβαση προ- 
βλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτι¬ 
κή και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα. 

5.1.8 Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος ή 
τηλεομοιοτυπίας του προμηθευτή, με το οποίο να γνωρί¬ 
ζει στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης. 

5.2 Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης 
008Τ ΙΝδυΒΑΝΟΕ ΡΒΕΙΘΡΙΤ (ΟΙΡ), όλα τα παραπάνω δι- 
καιολογητικά με τη διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει 
ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί. 

5.3 Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο ΟΟδΤ ΙΝ- 
δυΒΑΝΟΕ ΡΒΕΙΟΗΤ (ΟΙΡ) και ασφάλιση με μέριμνα και 
δαπάνη του προμηθευτή: 

5.3.1 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περί¬ 
πτωση ΟΟδΤ ΙΝδυΒΑΝΟΕ ΡΒΕΙΟΗΤ (ΟΙΡ). 

5.3.2 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφά¬ 
λισης ασφαλιστικής Εταιρίας, που να καλύπτει τους κιν¬ 
δύνους που προβλέπονται στο άρθρο 30 του παρόντος. 

5.3.3 Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων. 

5.4 Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης 
«Ελεύθερον» ΡΒΕΕ ΟΑΒΒΙΕΒ (ΡΟΑ). 

5.4.1 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, θεωρημένο από την Υπηρεσία αποδεικτικό 
προσκόμισης του υλικού. 

5.4.2 Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν, που να 
φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

5.4.3 Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τι¬ 
μολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

5.4.4 Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου 
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εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγ¬ 
χου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτρο¬ 
πή. 

5.5 Στην περίπτωση προμηθειών εξωτερικού με άλλον 
τρόποπαράδοσης, όπως ΟΑΒΒΙΕΒ ΡΑΙϋΤΟ (ΟΡΤ), ΟΑΒ- 
ΒΙΕΒ ΑΝϋ ΙΝδυΒΑΝΟΕ ΡΑΙϋ ΤΟ (ΟΙΡ), ΟΕΕίνΕΒΕϋ ΑΤ 
ΡΒΟΝΤΙΕΒ (ϋΑΡ), ΟΕΕίνΕΒΕϋ ΕΧ 3ΗΙΡ (ϋΕδ), ϋΕΕίν- 
ΕΒΕϋ ΕΧ ΟυΑΥ (ϋΕΟ), ϋΕϋνΕΒΕΟ ϋυΤΥ ΨΝΡΑΙϋ 
(ϋϋυ), ϋΕΕίνΕΒΕϋ ϋυΤΥΡΑΙΟ (ΟϋΡ), ΕΧννΟΒΚδ (ΕΧ\Λ/), 
η Εταιρία θα ζητήσει τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση 
φορτωτικά έγγραφα και δικαιολογητικά πληρωμής. 

6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο. 

7. Για την περίπτωση προμήθειας υπηρεσιών θα περι¬ 
λαμβάνονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας ανάλογες 
με τις παραπάνω διατάξεις για τον τρόπο πληρωμής και 
τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά του 
προμηθευτή υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στο είδος των 
υπηρεσιών, των οποίων την παροχή θέλει να εξασφαλίσει 
με το διαγωνισμό η Εταιρία. 

Άρθρο 37 

Δείγματα- Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις 

1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέρ¬ 
γεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω κατηγο¬ 
ρίες: 

1.1 Δείγματα της Εταιρίας. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα, βάσει και 
των οποίων θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια. 

1.2 Δείγματα προμηθειών. 

Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που κατα¬ 
θέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά την διενέρ¬ 
γεια του διαγωνισμού. 

1.3 Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμ- 

βάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγματι- 
σμό των υλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέ¬ 
λεση συμβάσεων. 

2. Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του προς προμή¬ 
θεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος από¬ 
λυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακρο¬ 
σκοπική εξέταση, ή πρακτική δοκιμασία. 

Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορί¬ 
ζονται: 

2.1. Από την Εταιρία (κατηγορία 1.1). 

2.2. Με την διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για 
δείγματα προμηθευτών (κατηγορία 1.2). 

2.3. Από τη σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των 
προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία 1.3). 

Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσό¬ 
τητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις 
για τις δειγματοληψίες του Γ ενικού Χημείου του Κράτους 
(Γ.Χ.Κ.). 

3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην 
Υπηρεσία εις διπλούν (δείγμα -αντίδειγμα) με εξαίρεση: 

3.1. Τα δείγματα της Εταιρίας. 

3.2. Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της 
αξίας τους, δε μπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν εις 
διπλούν. 


3.3. Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλα¬ 
βής κατά τη διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή συμ¬ 
βατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, 
πλην όμως, το ένα από αυτά αποστέλλεται απευθείας από 
την επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή 
χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία. 

4. Εφόσον από την διακήρυξη ή πρόσκληση δεν προ- 
βλέπεται κατάθεση δειγμάτων, τυχόν προσκομιζόμενα 
από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά. 

5. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπον εμφανή σύμφω¬ 
να με τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη ή την πρό¬ 
σκληση δεν γίνονται δεκτά. 

6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυ¬ 
να υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τού¬ 
το εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, 
καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντή¬ 
ρησης τους. Γ ια δείγματα της Εταιρίας καθώς και δείγμα¬ 
τα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά που ανήκουν 
στην κατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει η 
Εταιρία και ο πρόεδρος της επιτροπής, αντίστοιχα. 

7. Εφόσονη προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγ¬ 
ματα της Εταιρίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμ¬ 
βάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της 
προθεσμίας που ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρό¬ 
σκληση είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από 
τους ενδιαφερομένους, είτε με λήψη αντιγράφου ή απει¬ 
κόνισης αυτού, με δική τους μέριμνα και ευθύνη. 

8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμό¬ 
διο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά δείγματα. 
Εφόσον για την διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο 
όργανο (Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση) είναι απαραί¬ 
τητη η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται σε δη¬ 
μόσια συνεδρίαση, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανα- 
σφράγιση του δείγματος. Επίσης με τον ίδιο τρόπο γίνε¬ 
ται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος. 

9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων, 
που καταθέτουν οι προμηθευτές κατά την διενέργεια των 
διαγωνισμών, μετά την κατακύρωση της προμήθειας, γί¬ 
νεται από το αρμόδιο γιατηντεχνικήαξιολόγησητωνπρο- 
σφορών όργανο (Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση). 

Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από 
την επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά 
το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας 
της παραλαβής των υλικών, εφόσον λόγω της φύσης 
τους δεν καταστρέφονται κατά τη διαδικασία των ελέγ¬ 
χων. 

10. Στον αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή παραδίδεται, 
ύστερα από αίτημά του, το επίση μο δείγμα της Εταιρίας ή 
μέρος αυτού, ανάλογα με τη φύση του υλικού, για νατού 
χρησιμεύσει κατά την κατασκευή του και υποχρεούται να 
το επιστρέψει το αργότερο με την παράδοση του υλικού. 

11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής: 

11.1. Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώ¬ 
θηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια μέσα σε 15 ημέρες 
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων. 

11.2. Των αντισυμβαλλομένων προμηθευτών που κατα¬ 
τέθηκαν με την προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν 
μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα 
σε (30) τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους από την 
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επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεστεί η ορι¬ 
στική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων. 

11.3. Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ’ 
έφεση εξέταση, επιστρέφονται μέσα σετριάντα (30) ημέ¬ 
ρες από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών, 
με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. 

12. Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν σύμφωνα με 
τα παραπάνω, εκποιούνται από την Υπηρεσία, εφόσον 
έχουν εμπορική αξία, υπέρ της Εταιρίας άλλως κατα- 
στρέφονται από οριζόμενη προς τούτο επιτροπή. 

13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμ- 
βάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους 
προμηθευτές. 

14. Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργα¬ 
στηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από εργαστήρια 
της Εταιρίας, εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ. ή από 
οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο 
τομέα, (όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύ- 
ουσες διατάξεις) ανάλογα με τη φύση του προς προμή¬ 
θεια υλικού και το είδος του ελέγχου. 

15. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το 
αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως κατ’ έφεση εξέταση των οικείων αντι- 
δειγμάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγ¬ 
γραφο της Υπηρεσίας προς το Γ.Χ.Κ. ή σε περίπτωση που 
λόγω της φύσεως του υλικού ή της μορφής του ελέγχου 
το Γ.Χ.Κ δε μπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ’ 
έφεση εξέταση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο εργαστή¬ 
ριο του δημόσιου τομέα, εκτός από το εργαστήριο που 
διενήργησε την αρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διε- 
νήργησετον αρχικό έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται 
σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γ.Χ.Κ ή άλλου φορέα. Ο 
προμηθευτής υποχρεούταινα καταθέσει το προβλεπόμε- 
νο για την περίπτωση παράβολο. Το αίτημα του προμη¬ 
θευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρ¬ 
χικής εξέτασης. Κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και 
αυτεπάγγελτα με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μέσα σε είκο¬ 
σι (20) ημέρες από τη λήψη του πρωτοκόλλου της επι¬ 
τροπής παραλαβής. Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρί- 
σταται εκπρόσωπος της Εταιρίας, υποχρεωτικά δε καλεί¬ 


ται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί και ο προμηθευτής. 
Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει 
διαφωνία από τον εκπρόσωπο της Εταιρίας ή τον προμη¬ 
θευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος 
εξέτασης, χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφή¬ 
νεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπε- 
ται στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε αναγνωρισμένο 
εργαστήριο του Δημόσιου Τομέα. Το αποτέλεσμα της 
κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό καιτελεσίδικο και 
για τα δύο μέρη. 

Άρθρο 38 
Ανωτέρα βία 

1. Ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε παράβαση της 
σύμβασης, εκτός αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας 
βίας. 

2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξολοκλήρου 
τον προμηθευτή. 

3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υπο- 
χρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέ- 
βησαντα περιστατικά που συνιστούντην ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπη¬ 
ρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Άρθρο 39 

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο Δίκαιο 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει σχετικά με την ερμηνεία 
και την εφαρμογή της σύμβασης ή παραγγελίας, που συ- 
νάπτεται μεταξύ ΕΟΑΕ και προμηθευτών εγχώριων ή αλ¬ 
λοδαπών, ανεξάρτητα από τον τόπο που κατοικούν, υπά¬ 
γεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δι¬ 
καστηρίων και μάλιστα της Θεσσαλονίκης, εκτός αν 
συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη. 

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, εκτός αν 
διαφορετικά συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
οπωσδήποτε το ευρωπαϊκό δίκαιο, που διέπει τις δημό¬ 
σιες προμήθειες. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 8 Αυγούστου 2002 
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